﻿ CONSILIULJUDEEANBIHOR CONSILIULJUDEEANBIHOR BIHARMEGYEITANÁCS BIHARMEGYEITANCS BIHORCOUNTYCOUNCIL BIHORCOUNTYCOUNCIL HOTRÂREA NR 291 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii „Îmbuntirea infrastructurii de ap i ap uzat în oraul Aled, judeul Bihor’’ din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile i staiilor de epurare a apelor uzate în localitile cu o populaie de pân la 50 000 de locuitori” Având în vedere Expunerea de motive nr 15 227 din 20 12 2012 a Preedintelui Consiliului Judeean Bihor prin care se propune adoptarea prezentei hotrâri, inând cont de Raportul de Specialitate nr 15 228 din 20 12 2012 întocmit de ctre Direcia Tehnic precum i de Raportul de avizare al Comisiei de Organizare i dezvoltare urbanistic, realizarea lucrrilor publice, conservarea monumentelor istorice i de arhitectur nr 15 389 din 21 12 2012 i de Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finane i administrarea domeniului public i privat al judeului nr 15 349 din 21 12 2012; În baza Legii nr 224/2007 privind ratificarea Acordului Cadru de Împrumut dintre Romania i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, a staiilor de tratare a apei potabile i staiilor de epurare a apelor uzate în localitile cu o populaie de pân la 50 000 de locuitori” cu modificrile i completrile ulterioare; În conformitate cu art 10-12 i art 36 din Legea nr 241/2006 a serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare i art 1 alin (2) lit a i b, art 4, art 8 alin (2), 44 alin (2) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utiliti, cu modificrile i completrile ulterioare; În temeiul art 91, alin (3), lit f), ale art 97 din Legea nr 215/2001, privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cele ale art 44 i 45 din Legea nr 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare COSILIUL JUDEEAN BIHOR H O T R T E: (unanimitate) Art 1 1 Se aprob Studiul de fezabilitate întocmit de S C TISOTI EXIM S R L pentru subproiectul „Îmbuntirea infrastructurii de ap i ap uzat în oraul Aled, judeul Bihor’’, din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap si canalizare, a staiilor de tratare a apei potabile i staiilor de epurare a apelor uzate în localitile cu o populaie de pân la 50 000 de locuitori” 1 2 Valoarea total estimativ a investiiei conform devizului general este de 38 010 mii lei inclusiv T V A din care lucrari efective de constructii (C+M) în valoare de 23 691 mii lei inclusiv T V A Art 2 Se aprob indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii „Îmbuntirea infrastructurii de ap i ap uzat în oraul Aled, judeul Bihor’’, dup cum urmeaz: 1Euro = 4,3554 lei la 09 02 2012 Valoarea total estimativ a investitiei (inclusiv TVA): 38 010 mii lei echiv 8 727 mii euro Din care Constructii montaj 23 691 mii lei echiv 5 439 mii euro Surse de finanare la nivelul valorii totale a obiectivului (inclusiv TVA): Credit extern prin BDCE (61,64 %) 23 429 mii lei echiv 5 380 mii euro Unitatea administrativ teritoriala (19,24 %) 7 313 mii lei echiv 1 679 mii euro - U A T Aled 7 000 mii lei echiv 1 607 mii euro - Consiliul Judeean Bihor 313 mii lei echiv 72 mii euro Bugetul de stat prin MDRT (19,12 %) 7 268 mii lei echiv 1 668 mii euro din care: Cote, taxe si alte cheltuieli asociate 244 mii lei echiv 56 mii euro Esalonarea investiiei Anul I Total an I 26 607 mii lei echiv 6 109 mii euro din care: C+M 16 583 mii lei echiv 3 808 mii euro Anul II Total an II 11 403 mii lei echiv 2 618 mii euro din care: C+M 7 108 mii lei echiv 1 631 mii euro Durata de realizare: 18 luni CAPACITI: - Extindere reea canalizare Aled, Peti conducte PVC SN 8 Dn 250 mm L = 8 856 m - Reabilitare reea canalizare Aled PVC SN 8 Dn 315 - 400 mm L = 5 998 m - Staie de pompare ap uzat Peti (1+1 pompe) Q=3 l/s 1 buc - Conducte de refulare ap uzat din staii pompare PEHD PN 10 Dn 200mm L = 652 m - Reabilitare staie pompare ap uzat SPAU1 (1+1 pompe) Q = 25,55 l/s 1 buc - Reabilitare staie pompare ap uzat SPAU2 (1+1pompe) Q = 11,11 l/s 1 buc - Reabilitare i modernizare staie epurare Q = 2 592mc/zi - Staie de pompare ap Aled, (2+1 pompe) Q= 36,11 l/s 1 buc - Rezervoare înmagazinare 2x750 mc - Reabilitare staie clorinare Aled Q= 35 l/s 1 buc - Staie repompare ap Peti (1+1 pompe) Q=11 l/s 1 buc - Reabilitare conduct de transport Aled, PEHD PN 10 Dn 280 mm L = 1 464 m - Reabilitare reea alimentare cu ap Aled, PEHD PN 10 Dn 63 - 200 mm L = 12 445 m - Extindere reea alimentare cu ap Aled i Peti PEHD PN 10 Dn 63 - 110 mm L = 9 469 m - Conduct de refulare ap uzat pentru localitatea Aueu PEHD PN 10 Dn 200mm L = 880 m - Staie de pompare ap pentru localitatea Aueu, 1+1 pompe Q=4,7 l/s 1 buc - Conduct transport ap pentru localitatea Aueu, PEHD PN 10 Dn 160 mm L = 4 083 m 2 Art 3 Cu punerea în aplicare i ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotrâri se încredineaz Direcia Tehnic i Direcia General Economic Art 4 Prezenta hotrâre se comunic cu: - Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului - Instituia Prefectului -Judeul Bihor - Preedintele Consiliului Judeean Bihor - Direcia Tehnic - Direcia General Economic - Compartimentul Relaii cu Consilierii PREEDINTE, Cornel Popa Contrasemneaz: SECRETAR AL JUDEULUI, Carmen Soltnel 6 ex 3